

Οί 9 ί(Λΐ 5 ^ 9 ηεοΙ 6γ I 
ΤΗθοϋοΓοε Μουιηαρι 
ΡβΙβ: 2007.02. ΜΗ1:36:52 
ΕΕΤ 

Ρθ35θπ: δίβΠθο ΡϋΡ 
(θΓηΙυθόόβοΙ) | 
ΐοθ3ίίοπ: Α0τβ|5, ΕΙΙίγιϊΚο 
Τ γρ09Γ3ίί0 


6695 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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9 Ιουνίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΔΕΑΣ 

Αριθμ. 3829 

Η Δήμαρχος Μιδέας διακηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του 
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ», που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύ¬ 
ουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης 
διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο καν 
καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλ¬ 
λουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του ως άνω έργου. 

1. Η δημοπρασία θα γίνει στις 6.7.2006, ημέρα Πέμπτη, 
με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10.00 π.μ. στα 
γραφεία του Δήμου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία στις 6.7.2006, τότε θα διενερ- 
γηθεί στις 13.7.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

2. Ο προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται 
σε 87.960,26 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 19%. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται, στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2.1η τάξη για έργα κατηγορίας Οικ 
οδομικά,Ηλεκτρομηχανολαγικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
η από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις Δημόσιες συμβάσεις του Π.Ο.Ε. στα οποία τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια 
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%, της καλούμενης κατηγορίας. 


4. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης, του άρθρου 4, του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή υπό τις προϋποθέσεις του 
ν. 3263/2004. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ-2006 
με ποσό 65.000 ευρώ από ίδιους πόρους. 

7. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου,ορίζεται 
σε (90) ενενήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.480 ευρώ, 
ποσού που αποτελεί το 2% της προϋπολογισμένης δα¬ 
πάνης του έργου, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Όλα τα σχετικά με τη μελέτη, διατίθενται από το 
Δήμο Μιδέας,στην Αγ. Τριάδα, όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λαμβάνουν γνώση, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με την 
καταβολή (10) δέκα ευρώ στο ταμείο του Δήμου. 

Μ ιδέα, 5 Ιουνίου 2006 
Η Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΣΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΔΕΑΣ 

Αριθμ. 3822 

Η Δήμαρχος Μιδέας διακηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία δπιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του 
έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΝΑΒΑΛΟΥ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΑΡΙΑ- 
ΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΔΕΑΣ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό τύπο καν καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

1. Η δημοπρασία θα γίνει στις 29.6.2006, ημέρα Πέμπτη, 
με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10.00 π.μ. στα 
γραφεία του Δήμου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν 
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διεξαχθεί η δημοπρασία στις 29.6.2006, τότε θα διενερ- 
γηθεί στις 6.7.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

2. Ο προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται 
σε 560.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 19%. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται, στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφό¬ 
σον ανήκουν στην 1η, 2η, 3η τάξη για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις Δημόσιες συμβάσεις του Π.Ο.Ε. στα οποία τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια 
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%, της καλούμενης κατηγορίας. 

4. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του άρθρου 4, του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή υπό τις προϋποθέσεις του 
ν. 3263/2004. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από δάνειο με το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 300.000 ευρώ και 
από ιδίους πόρους του Δήμου, ποσό 150.000 ευρώ. 

7. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε (120) εκατόν είκοσι ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 11.093,00 
ευρώ, ποσό που αποτελεί το 2% της προϋπολογισμένης 
δαπάνης του έργου, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

9. Όλα τα σχετικά με τη μελέτη, διατίθενται από το 
Δήμο Μιδέας, στην Αγ. Τριάδα, όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λαμβάνουν γνώση, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με την 
καταβολή (10) δέκα ευρώ στο ταμείο του Δήμου. 

Μιδέα, 5 Ιουνίου 2006 
Η Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΣΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΔΕΑΣ 

Αριθμ. 3821 

Η Δήμαρχος Μιδέας διακηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία δπιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του 
έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Δ.Δ. ΑΝΥΦΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙ- 
ΔΕΑΣ», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελλη¬ 
νικό τύπο και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες 
να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 


1. Η δημοπρασία θα γίνει στις 29.6.2006, ημέρα Πέμπτη, 
με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10.00 π.μ. στα 
γραφεία του Δήμου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία στις 29.6.2006, τότε θα διενερ- 
γηθεί στις 6.7.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

2. Ο προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται 
σε 24.212,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 19%. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται, στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1, Α2,1η τάξη για έργα κατηγορίας 
λεκτρομηχανολογικά ή εμπειροτέχνες εγγεγραμμένους 
στα Νομαρχιακά Μητρώα ανάλογης κατηγορίας και 
προϋπολογισμού. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις Δημόσιες συμβάσεις του Π.Ο.Ε. στα οποία τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια 
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%, της καλούμενης κατηγορίας. 

4. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης, του άρθρου 4, του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή υπό τις προϋποθέσεις του 
ν. 3263/2004. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ-2006 
με ποσό 20.000 ευρώ. 

7. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε (90) ενενήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 407 ευρώ, 
ποσό που αποτελεί το 2% της προϋπολογισμένης δα¬ 
πάνης του έργου, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

9. Ολα τα σχετικά με τη μελέτη, διατίθενται από το 
Δήμο Μιδέας, στην Αγ. Τριάδα, όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λαμβάνουν γνώση, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με την 
καταβολή (10) δέκα ευρώ στο ταμείο του Δήμου. 

Μιδέα, 5 Ιουνίου 2006 
Η Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΣΣΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Αριθμ. 9281 

Ο Δήμαρχος Αρτέμιδος προκηρύσσει ανοικτό φανερό 
και προφορικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή για τη ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006, συ- 
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νολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.841,20 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστη¬ 
μα του Δήμου Αρτέμιδος, επί της Λ. Καραμανλή (στάση 
Ο.Τ.Ε) 19016 Άρτεμις Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής του 
π.δ. 270/1981, την 22.6.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00' π.μ., 
και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η ΙΙ.ΟΟ' π.μ. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πό¬ 
ρους του Δήμου. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 796,82 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες 
πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Αρτέμιδος τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνοι: Μ. Δαμίγου, 
τηλ/ίαχ 22940-81123). 

Αρτεμις, 5 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΙΜΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει διεθνή 
επαναληπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου, που 
θα αναλάβει την για μία τριετία φύλαξη του κτιριακού 
συγκροτήματος του Πανεπιστημίου στο Φυτόκο. 

Ετήσιος προϋπολογισμός δαπάνης εβδομήντα οκτώ 
χιλιάδες (78.000) ευρώ, πλέον του ανάλογου Φ.Π.Α. 

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα γίνει στις 5.7.2006, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας 
Προμηθειών του Πανεπιστημίου, στο Βόλο, Αργοναυτών 
και Φιλελλήνων, 1ος όροφος. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 
η προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού. 

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 
διαγωνισμό: 13.923 ευρώ. 

Πληροφορίες και αναλυτική διακήρυξη, μπορούν να 
παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών στα γραφεία της 
Υπηρεσίας Προμηθειών τον) Πανεπιστημίου, στο Βόλο, 
Αργοναυτών και Φιλελλήλων, 1ος όροφος και στα τη¬ 
λέφωνα 24210 74556 και 74557. 

Επιπλέον στο δίίθ το Πανεπιστημίου (νννννν.υίΙι.ςΓ) θα 
υπάρχει αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Βόλος, 24 Μάίου 2006 
Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Αριθμ. 28448/3475 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερίσμα¬ 
τος Ξάνθης προκηρύσσει ότι δημοπρατείται σε μειο¬ 


δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων», έργο «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
ΜΑΓΙΚΟΥ», προϋπολογισμού: 75.630,25 +14.369,75 (Φ.Π.Α.) 
= 90.000,00 ευρώ σύμφωνα με το ν.1418/1984, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με τους ν. 2229/1994, 2338/1995, 2940/2001, 
3212/2003 και 3263/2004 και τις διατάξεις των π.δ/των 
609/1985, 286/1994, 218/1999. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26.6.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Δ. Ξάνθης από την αρμόδια 
επιτροπή διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό διακιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες οπό κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγύηση 
συμμετοχής 2% στο εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
Υπηρεσίας, ήτοι 1.550,00 Ευρώ. Οι εγγυητικές επιστο¬ 
λές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισμό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Δ. Ξάνθης), 
είτε στο φορέα κατασκευής (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ν.Δ. (Ξάνθης), είτε στον κύριο του έργου (Νομαρχιακό 
Διαμέρισμα Ξάνθης) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των με¬ 
λών της και δήλωση του ν. 1599/86 για τις εν ενεργεία 

εργολαβίες τους, καθώς και όσα προβλέπονται με το 
ν. 2229/1994. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργη¬ 
θεί την ημέρα αυτή, θα πραγματοποιηθεί την 29.6.2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Πληροφορίες Δ.Τ.Υ.Ν.Δ. Ξάνθης (τηλ:25410-22372 και 
75076) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τεύχη θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους μέχρι 
και την 22.6.2006. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποίαν 
αναδείχθηκε ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράτ- 
τονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δια¬ 
γωνισμών για την ανάθεση του ιδίου έργου, καθώς και 
τα έξοδα μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων 
βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από 
πιστώσεις του έργου. 


=άνθη, 31 Μα'ΐου 2006 

Ο Πρόεδρος Ν.Ε. 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 


(7) 


Αριθμ. 1412 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Σαρωνίδας: 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την εκτέλεση του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟ¬ 
ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» με ανοικτή δημοπρασία 
και ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ με βάση το τιμολόγιο 
της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
και 3263/2004. 

Το έργο θα εκτελεστεί βάσει της υπ’ αριθμ. 43/2006 
μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α είναι 
12.874,85 ΕΥΡΩ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται είναι 122.874,85 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 19%) κατη¬ 
γορίας εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εκ των οποίων οι 1.411,20 
ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα. Η χρηματοδότηση του έργου 
προέρχεται από πόρους της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Ιου¬ 
νίου 2006 ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών την 10:00 π.μ. 

3. Αν για οποιαδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία στις 19.6.2006 τότε θα διεξαχθεί στις 22.6.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εται¬ 
ρικές) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Α1, Α2, 1η για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των 60 ημερών. 

6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία 
ορίζεται σε 216,38 ευρώ (2% επί του δημοπρατούμε- 
νου ποσού), πρέπει ν’ απευθυνθεί προς την Κοινότητα 
Σαρωνίδας η οποία είναι ο φορέας του έργου και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικές 
επιστολές αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ 
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δη¬ 
μόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να έχουν 
προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 
180 ημερολογιακών ημερών. 


Πληροφορίες στα γραφεία του φορέα (τηλ. 2291-0- 
54444). Αρμόδιος Δελβενακιώτη Ελένη, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Σαρωνίδα, 31 Μάΐου 2006 

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΙΟΥ 
Αριθμ. 6793 

Ο Δήμαρχος Ρίου Ν. Αχάΐας, έχοντας υπόψη την υπ’ 
αριθμ. 109/2006 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/93) το 
έργο «Προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου», προϋ¬ 
πολογισμού 170.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (19%) και η 
απαιτούμενη πίστωση που ανέρχεται στο ποσό των 
202.300,00 € θα καλυφθεί από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγω¬ 
νισμό πρέπει να αποστείλουν ανάλογη αίτηση, η οποία 
θα πρέπει να περιέλθει στα γραφεία του Δήμου (πρω¬ 
τόκολλο), στο Ρίο Ν. Αχάΐας, μέχρι την 30.6.2006, ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00. 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται εταιρείες εμπορικές 
ή κατασκευαστικές ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για κατασκευή ή εμπορία και τεχνική υποστήρι¬ 
ξη του υπό προμήθεια είδους, εγγεγραμμένοι σε επαγ¬ 
γελματικό και εμπορικό επιμελητήριο. Οι αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία 
και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη 
και τα άρθρα του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα έγγραφα 
της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία 
του Δήμου Ρίου Τηλ. (2610) 910.133 αρμόδια Ζέρβα Μαρία 
ή από την ΤΥΔΚ Ν. Αχάΐας (Κορίνθου και Τσαμαδού 48, 
26 221 Πάτρα, τηλ. 2610 - 314894 αρμόδια Βελοπούλου 
Φωτεινή). 

Ρίο, 1 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΟ. ΖΕΡΒΑΣ 

-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθμ. Οικ. 33391 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής, ανακοι¬ 
νώνει ότι την 28 Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00 (λήξη κατάθεσης προσφορών), η Περιφέρεια Αττι¬ 
κής θα διενεργήσει στα Γ ραφεία της (Κατεχάκη 56 Αθή¬ 
να τηλέφωνο, 210-6709615), δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό 
με ποσοστό έκπτωσης, με σφραγισμένες προσφορές με 
σύντμηση προθεσμιών σε 15 ημέρες λόγω του κατεπεί- 
γοντος, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων 
(βενζίνης σούπερ και αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και 
θέρμανσης), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. 
(Λιμεναρχεία κ.λ.π.) κατά το έτος 2006, συνολικής δα¬ 
πάνης 435.000,00 € περίπου. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Αν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή το αποτέλεσμα 
του κριθεί ασύμφορο θα επαναληφθεί στις 6 Ιουλίου 
2006, ημέρα Πέμπτη, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Η σχετική προκήρυξη θα διανέμεται από τα Γραφεία 
της Περιφέρειας Αττικής (Κατεχάκη 56, 3ος όροφος, 
γραφείο 301, τηλ. 210-6709615). 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2006 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Αριθμ. 25518/6 

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας προκηρύσσει δημόσιο διαγω¬ 
νισμό, με το σύστημα «προσφορά επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολό¬ 
γιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, και του 
ν. 3263/2004, όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 200.000 Ευρώ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26.6.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα λήξης 10:00 π.μ. (ώρα που τελειώνει η 
κατάθεση των φακέλων προσφοράς) στα Γ ραφεία της 
Υπηρεσίας, Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα Τ.Κ. 176 76 
(Τηλ - 210 9573150-9, εσωτ. 199). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις ή σχήματα που ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, όπως ειδικότερα αναφέρεται 
στο άρθρο 21 της Διακήρυξης, όπου ορίζονται αναλυτικά 
και οι σχετικές προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Η προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγω¬ 
νισμού, διατίθενται από την Υπηρεσία στην ανωτέρω 
διεύθυνση από 12.6.2006 μέχρι και τις 21.6.2006 τις ερ¬ 
γάσιμες μέρες και ώρες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 3.205,52 € και η σχετική εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς τον Δήμο Καλλιθέας. 

Καλλιθέα, 1 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ 

Αριθμ. 4783 

Ο Δήμαρχος ΒΟΧΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την 
συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 394/1996, της Π1/1445/2006, του π.δ. 410/1995, της υπ’ 
αριθμ. 11389/1993 υπουργική απόφαση, των ν. 2000/1991, 
2867/2000 και 2286/1995, η εκτέλεση της προμήθειας: 

Προμήθεια διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων: 
(ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου αυτοκινήτου, 
ενός μηχανικού σαρώθρου, ενός υδραυλικού ανυψωτικού 


μηχανισμού, ενός πλαισίου φορτηγού αυτοκινήτου, ενός 
καινούργιου αυτοκινήτου τύπου ΒΑΝ, ενός καινούργιου 
ανοιχτού φορτηγού αυτοκινήτου και ενός μεταχειρισμέ¬ 
νου ανοιχτού φορτηγού αυτοκινήτου), προϋπολογισμού 
189.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

Η χρηματοδότηση γίνεται ως εξής: Πίστωση 175.000,00 
ευρώ θα αποδοθεί από δάνειο του Ταμείου Παρ/κών και 
Δανείων και πίστωση 14.000,00 ευρώ θα αποδοθεί από 
έσοδα ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική προστασία. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Βόχας 
(Ζευγολατιό Κορινθίας), την 30η Ιουνίου 2006 ημέρα 
Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. (ώρα 
λήξης επίδοσης των προσφορών). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 5% επί της προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης για κάθε ομάδα προμηθειών, σε 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη Τράπεζας κ.λ.π. 

Η προθεσμία παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των 
τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου (Ζευγολατιό Κο¬ 
ρινθίας, τηλ. 2741-0-50300-αρμόδιος Δημ. Πετρόπουλος) 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Ζευγολατιό, 1 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ 

Αριθμ. 4147 

Ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας σχε¬ 
τικής ανακοίνωσης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας του 
έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΛΕΝΙ- 
ΑΣ», της οποίας η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο φύλλο 
της 2.6.2006. 

Λουσικά, 1 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Αριθμ. 2967 

Ανακοινώνουμε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κα¬ 
στοριάς διενεργεί ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με 
αριθμό Διακήρυξης 5/2006 για τη σύναψη δημόσιων συμ¬ 
βάσεων υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του έργου: 
«ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» 
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ν.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» στο πλαί¬ 
σιο του Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006. 

Προϋπολογισμός (μαζί με ΦΠΑ): 101.110,00 ευρώ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 11.7.2006, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Οικ/κων Υπη¬ 
ρεσιών της Ν.Α. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ος όροφος, 
γραφείο 6). 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11.7.2006, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Οικ/κων Υπη¬ 
ρεσιών της Ν.Α. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ος όροφος, 
γραφείο 3). 

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: η συμ- 
φερότερη προσφορά. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 394/1996 
(ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996) και στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ για το 
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβά¬ 
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης 
στον Ελληνικό Τύπο και στο ΦΕΚ 9.6.2006, ημέρα Πα¬ 
ρασκευή. 

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει την Ν.Α. Καστοριάς. 

Πληροφορίες και αντίγραφο της υπ’ αριθ. 5/2006 Δ/ξης 
παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανω¬ 
τέρω Διεύθυνση (Διοικητήριο, 2ος όροφος, γραφείο 3, 
Τηλ. 2467055278 - 277). 

Καστοριά, 1 Ιουνίου 2006 
Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΝΤΣΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Αριθμ. 7767 

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Θεσσαλο¬ 
νίκης Α.Ε. με την 214/31.5.2006 Απόφαση του Δ.Σ. της, 
ανακαλεί την διεξαγωγή του Διαγωνισμού «Λειτουργία 
των ΔιυλιστηρίωνΎδρευσης Θεσσαλονίκης» που επρό- 
κειτο να διεξαχθεί την 6.6.2006 ήμερα Τρίτη. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί. 

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2006 
Ο Διευθυντής Οικονομικού 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΙΚΑΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
Αριθμ. 9280 

Ο Δήμαρχος Αρτέμιδος προκηρύσσει ανοικτό, φανερό 
και προφορικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή για τη ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006, συνολικής 
προϋπολογισθείσης αξίας 49.837,20 € συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστη¬ 
μα του Δήμου Αρτέμιδος, επί της Λ. Καραμανλή (στάση 
Ο.Τ.Ε) 19016 Άρτεμις Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής του 
π.δ. 270/1981, την 22.6.2006 ημέρα Πέμπτη. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00' π.μ., 
και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η ΙΙ.ΟΟ' π.μ. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πό¬ 
ρους του Δήμου. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 996,74 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες 


πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Αρτέμιδος τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνοι: Μ. Δαμίγου, 
τηλ/ΐαχ 22940 -81123). 

Άρτεμις, 5 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΙΜΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ - ΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε) 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρή¬ 
σεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμος Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.) 
προκηρύσσει τον παρακάτω ανοιχτό διαγωνισμό με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, που 
θα διενεργηθεί στα Κεντρικά Γ ραφεία του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, 
Ξενίας 16 και'Εβρου, Πλ. Μαβίλη Αθήνα. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12η Ιουλίου 
2006 ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 10.00 π.μ. 

Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών: 12 Ιουλί¬ 
ου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Θέμα: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ¬ 
ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ. 

Προϋπολογισμός έργου: 150.000,00 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων. 

Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης αυτής θα παρέχονται 
έναντι ποσού ύψους 30 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) 
από τον ΕΟΜΜΕΧ - Τμήμα Προμηθειών - Ξενίας 16 και 
Έβρου, 115 28 - Αθήνα από την Ρένα Παπαντωνοπούλου 
ή δωρεάν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΜΜΕΧ 
ΑΕ (νννννν.θοπιπιοχ.ρΓ). 

Πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη παρέχονται 
από τους: 

• Π. Κυριαζή, τηλ. 210 7491 401 

• Ε.Στεφανίδου, τηλ. 210 7491 187 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

- ♦ - 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο τακτι¬ 
κό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές 
και συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια λευκού 
- παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος για το εργατο- 
ϋπαλληλικό προσωπικό του Δ.Θ., π.δ. 2.790.000,00 € με 
Φ.Π.Α. για τρία χρόνια. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 1 Αυγούστου 2006, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00" - 13.00' (λήξη παράδοσης 
προσφορών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Καταστή¬ 
ματος (Βενιζέλου 45, όρ. 3ος) από την αρμόδια Επιτροπή 
Διεξαγωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
με το Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυη¬ 
τική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος (6) 
έξι μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασκούν 
την παραγωγή ή εμπορία του υπό προμήθεια είδους, 
γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Οι εταιρείες οποιασδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των 
συστατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών όρων του διαγωνισμού από το Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Δ.Θ., οδός Ελ.Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, 
γραφείο 332, Ε. Μπουρουτζή, τηλ,: 2310/270-729, όλες 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για 
οποιαδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του 
ορίζεται η 2 Αυγούστου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
8.00' - 8.30'. 

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

08) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο τα¬ 
κτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές 
και συμπλήρωση τιμολογίου για την υλοποίηση έργου 
εφαρμογής - επίβλεψης Διπλογραφικού Λογιστικού Συ¬ 
στήματος και υποστηρικτικών λογιστικών Υπηρεσιών 
από μηχανογράφο λογιστή - σύμβουλο για τον προσδι¬ 
ορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων διαχειριστικών 
περιόδων 2007, 2008 και 2009 και σύνταξη σχετικών 
οικονομικών καταστάσεων, π.δ. 160.000,00 € με Φ.Π.Α. 
ανά έτος. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23 Ιουνίου 2006, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα ΙΙ.ΟΟ' - 11.30' (λήξη παρά¬ 
δοσης προσφορών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού 
Καταστήματος (Βενιζέλου 45, όρ. 3ος) από την αρμόδια 
Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
με το Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυη¬ 
τική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος (6) 
έξι μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσες εταιρείες ή 
κοινοπραξίες παροχής λογιστικών υπηρεσιών δραστη¬ 
ριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και κατέχουν άδεια 
άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, σύμ¬ 
φωνα με το π.δ. 340/1998. 

Οι εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των 
συστατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών όροον του διαγωνισμού από τη Δ/νση Οικο¬ 
νομικών του Δ.Ο., Τμήμα Εκκαθ. Δαπανών, οδός Βλ. Βε¬ 
νιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφείο 319, Δημ. Ζάρπη, τηλ.: 
2310/228-992, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 26 Ιουνίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30' - 9.00'. 

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο τα¬ 
κτικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προ¬ 


σφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες 
τοποθέτησης εξοπλισμού και συντήρηση των υφιστα¬ 
μένων σιντριβανιών Λουσμένης, ΧΑΝΟ και Αμουλιανής, 
π.δ. 600.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 1 Αυγούστου 2006, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00' - 12.30' (λήξη παράδοσης 
προσφορών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Καταστή¬ 
ματος (Βενιζέλου 45, όρ. 3ος) από την αρμόδια Επιτροπή 
Διεξαγωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
με το Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυ¬ 
ητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος 
(10) δέκα μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασκούν 
την κατασκευή - εμπορία - τοποθέτηση συντριβανιών, 
γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των 
συστατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών όρων του διαγωνισμού από τη Δ/νση Προμη¬ 
θειών και Αποθηκών του Δ.Ο., οδός Ελ.Βενιζέλου 45, 4ος 
όροφος, γραφείο 424, Κ. Ιωσηφίδη, τηλ.: 2310/281-677 και 
2310/375-218, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για 
οποιαδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του 
ορίζεται η 2 Αυγούστου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
8.30' - 9.00'. 

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 
Αριθμ. 3963 

Ο Δήμαρχος Στρυμόνα προκηρύσσει ότι εκτίθεται, 
σε δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με 
το σύστημα, προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του 
νόμου 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 «Κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Εργων» και σύμφωνα με το ν. 3263/ 
2004, για την ανάδειξη αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. για 
την κατασκευή του έργον «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ.» συ¬ 
νολικής κατά τον Προϋπολογισμό της Μελέτης, δαπάνης 
165.000,00 € και προς δημοπράτηση 138.655,46 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26 Ιουνίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα με ώρα λήξης την 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο του 
Δήμου Στρυμόνα (έδρα Νέος Σκοπός). Αν για οποιοδή- 
ποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την ανω¬ 
τέρω ημερομηνία, τότε αυτή θα διεξαχθεί την αμέσως 
επόμενη εβδομάδα 3.7.2006 την ίδια ημέρα και ώρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ή Κ/Ε εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο 
ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή Κ/Ξ 
2ΧΑ1 τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 2.773,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή σε γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να απευθύνεται 
στο Δήμο ΣΤΡΥΜΟΝΑ. 




6702 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ως όριο επικινδυνότητας έκπτωσης ορίζεται το δώ¬ 
δεκα τοις εκατό 12 %. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 137.795,34 € από πι¬ 
στώσεις ΣΑΤΑ έτους 2006 και κατά 27.204,66 € από 
πιστώσεις του Προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλή- 
θηκαν από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού της 
χώρας» του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και δύο ( 2 ) εργάσιμες ημέρεςς πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
Γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Σερρών (Τηλ. 23210-83483). Τα 
έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης 
εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και 
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. 

Νέος Σκοπός, 5 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΤΣΕΖΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Διοίκηση της Α’ Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αι¬ 
γαίου, προκηρύσσει Δημόσιο τακτικό ανοικτό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσι¬ 
ών συμβούλου υποστήριξης εφαρμογής διπλογραφικού 
στις υπηρεσίες της (ΚΥ, ΓΝ Σύρου, ΓΝ-ΚΥ Νάξου), αξίας 
€144.000,00 χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό 
του ΓΝ Σύρου, του ΓΝ - ΚΥ Νάξου και της ΚΥ της Δ.Υ.ΠΕ., 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταλη¬ 
κτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών είναι η 
3.7.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Ο διαγωνισμός 
θα διενεργηθεί την επόμενη ημέρα 4.7.2006 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 12:00. Η διακήρυξη παραλαμβάνεται από το 
γραφείο Προμηθειών του ΓΝ Σύρου, Γ. Ρούσσου έναντι 
του αντιτίμου τοον €20 (τηλ. 2281096509). 

Για κάθε πληροφορία που αφορά το περιεχόμενο 
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ¬ 
θύνονται στην Α' Δ.Υ.ΠΕ. Ν. Αιγαίου, Νόρδεστρομ 10, 
Ερμούπολη, τηλ. 2281079521, ώρες 7.30-15.00 αρμόδιος: 
Καρακατσάνης. 

Ερμούπολη, 1 Ιουνίου 2006 

Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Αριθμ. Γ.Π. ΔΥ 6 β/οικ. 65601 

Αριθμ. Διακ. 4 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό (αρ. 
Διακήρυξης 4/2006), για την προμήθεια έτοιμου πόσιμου 
διαλύματος Υδροχλωρικής Μεθαδόνης, περιεκτικότητας 
10 πΐ 0 /πιΙ σε φιάλες των 500 ηπΙ. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 
τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 425.000,00, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9% και θα βαρύνει τις 


πιστώσεις του Ο.ΚΑ.ΝΑ., ο οποίος επιχορηγείται από 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. 
Αλληλεγγύης Κ.Α.Ε. 2548, Φ. 210. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφρά¬ 
γισης αυτών, ορίζεται η 24.7.2006, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 π.μ, της αυτής ημερομηνίας, στην αίθουσα της 
Βιβλιοθήκης, στο 2ο όροφο του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αριστοτέλους 17 - Αθήνα). 

Περισσότερες πληροφορίες και αντίτυπα της διακή¬ 
ρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διεύ¬ 
θυνση Προμηθειών-Τμήμα Β', Αριστοτέλους 19, 2ος όρο¬ 
φος, Γ ραφείο 1), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 
10-12 π.μ. 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2006 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Κ. ΡΟΜΠΑΣ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Αριθμ. 2268 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνεί¬ 
ου 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ Τηλ.: 28310 88783 ΤΕΕΕΡΑΧ: 28310 
35456. 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μειοδοτικός δια¬ 
γωνισμός μεταξύ εργοληπτικών εταιρειών που έχουν συ- 
σταθεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία του κράτους μέλους 
της Ε.Ε., κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους που έχει υπογράψει την Συμ¬ 
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, με το σύστημα προσφοράς, ενι¬ 
αίου ποσοστού έκπτωσης σε σχέση με το αντίστοιχο τι¬ 
μολόγιο που περιέχει τις τιμές της υπηρεσίας, κατά την 
«ανοικτή δημοπρασία» της παραγράφου 2 .α του άρθρου 
4 του ν. 1418/1984 υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 
και του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν, συμπλη¬ 
ρώθηκαν και ισχύουν σήμερα και της λοιπής ισχύουσας 
Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα. 

3. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Τμήμα οδού Ανω Βαλσαμόνερι 
- Μαλάκι και Κούμοι - Παλαιόλουτρα. 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

«Παρεμβάσεις - Βελτιώσεις επαρχιακού οδικού δι¬ 
κτύου Νομού Ρεθύμνης. Βελτίωση οδοστρώματος Άνω 
Βαλσαμόνερο - Μαλάκι και σήμανση Κούμοι - Παλαιό¬ 
λουτρα». 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 49.430,92 € για εργα¬ 
σίες 8.749,27 € για απρόβλεπτες δαπάνες. Στα ανωτέρω 
ποσά δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Η Συνολική δαπάνη 
προϋπολογισμού μελέτης, συμπεριλαμβανομένων της 
Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ανέρχεται στο ύψος των 
80.000,00 €. 

6 . ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των 
προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού, ορίζεται 
η 26.6.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (Η κατά¬ 
θεση, παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια 
Συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο). 
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Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 26.6.2006 τότε θα διεξαχθεί την 20.7.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι 
την 22.6.2006 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα 
κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση, συντε¬ 
ταγμένη στην Ελληνική, ποσού 1345 €, (2%) η οποία να 
έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις 
χώρες μέλη της Ε.Ε., το ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ. Η εγγυητική επι¬ 
στολή θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει 
το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον 
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοι¬ 
νοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 
της και θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα 
πρέπει να ισχύει το λιγότερο για διάστημα 90 ημερο¬ 
λογιακών ημερών. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου (15)%, 
προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υπο- 
χρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

8. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το έργο 
χρηματοδοτείται από τον πιστώσεις του προϋπολογι¬ 
σμού της Ν.Α.Ρ. και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

9. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ: 
Σε περίπτωση που ανάδοχος του έργου καταστεί κοι¬ 
νοπραξία, δεν υπάρχει απαίτηση αυτή να λάβει κάποια 
ειδική νομική μορφή. Αρκεί ο ορισμός κοινού εκπροσώ¬ 
που με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 17 και το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

10. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α1 τάξη και άνω για έργα οδοποιίας 
του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

ε) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 


λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

11. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΠΟΨΗ¬ 
ΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: 

Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του 
για διάστημα εξήντα (60). ημερών μετά την ημερομηνία 
επίδοσης της προσφοράς (ημερομηνία δημοπρασίας). 

Ρέθυμνο, 31 Μαίου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου εκθέτει σύμφωνα με τις 
διατάξεις για την εκτέλεση ΔημοσίωνΈργων, δηλαδή 
του ν. 1418/1984 «ΔημόσιαΈργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 
ισχύει, του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθε¬ 
σης ΔημοσίωνΈργων και Συναφείς Διατάξεις» του π.δ. 
609/1985 «Κατασκευή ΔημοσίωνΈργων» όπως ισχύει 
μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του, των λοιπών 
ισχυουσών ρυθμίσεων για το Δημόσια Έργα, σε Δημό¬ 
σιο Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», (άρθρο 4 παρ. 4β 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985) 
την εκτέλεση του έργου: «κατασκευή γηπέδου 5X5 στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Λόρδου του Δήμου Λίνδίων», προ¬ 
ϋπολογισμού: 105.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.), 

1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
τ«ν προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 29.6.2006 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα δι- 
ενεργηθεί στις 6.7.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 

π.μ. 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

2.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως νομού, 
για κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1, Α2 και 
1η τάξη ανεξαρτήτως νομού, για κατηγορία έργων ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με Α1, Α2 και 1η τάξη για κατηγορία έργων 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1, Α2 και 1η τάξη, για κατηγορία έρ¬ 
γων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στο οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 
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21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Δωδεκανήσου και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επί 
τοις εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.), (χίλια οχτακόσια πενήντα πέντε 
ευρώ) 1855,00 € και θα απευθύνεται προς τη «ΝΟΜΑΡ¬ 
ΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

5. Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ. της Ν,Α. Δωδεκανήσου, μέχρι 26.6.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα, μετά την προσκόμιση τριπλότυπης απόδειξης της 
Ταμειακής Υπηρεσίας της Ν.Α. Δωδεκανήσου και με την 
καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που 
ανέρχεται στο ποσό των 10,00€. Αντίγραφα μελετών 
μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, 
κατόπιν αιτήσεώς τους. Πληροφορίες Μιχάλη Περνάρη 
τηλ. 22410-46580/46581. 

Ρόδος, 2 Ιουνίου 2006 

Ο Αντινομάρχης 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

Αριθμ. 3831 

Ο Δήμαρχος Φαναριού Ν. Πρέβεζας προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» με ανοικτή δημοπρασία της παρα¬ 
γράφου 2,α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως αυτός ισχύει, και 
υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟ¬ 
ΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 4 παράγραφος 4α του 
ν. 1418/1984 και εκτελεστικών αυτού π.δ. 472/1985, π.δ. 
171/1987 του ν. 2229/1994 (όπως αυτός τροποποιεί και 
συμπληρώνει τις προηγούμενες διατάξεις) καθώς και του 
π.δ. 23/1993 Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις 
οδηγίες της ΕΟΚ» και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Ο πρ/σμός της δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 
201.377,56 € με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γ ραφεία του Δή¬ 
μου Φαναριού την Πέμπτη 29.6.2006 και ώρα λήξης της 


υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής ,και σε περίπτωση που αποβεί άγο¬ 
νη θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη 6.7.2006 και 
ώρα 10 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις μεμονωμένες ή κοινοπραξίες γραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. στην κατηγορία Α2 τάξης και άνω για έργα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% των δημο- 
πρατούμενων εργασιών ήτοι 3.384,50 € και παρέχεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 του 
π.δ/τος 609/1985. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης βρίσκονται 
στα Γραφεία του Δήμου Φαναριού από όπου μπορούν 
να ενημερώνονται, καθώς και να προμηθευτούν τα τεύχη 
οι ενδιαφερόμενοι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καναλλάκι, 2 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΟΥΡΗΣ 



ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΑΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Το Συγκρότημα Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών 
του ΟΤΕ, προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύ¬ 
στημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 4α του 
Κανονισμού Εκτέλεσης Έργων Ο.Τ.Ε. και του άρθρου 
6 των Ειδικών Διατάξεων του, για την ανάδειξη μειο- 
δότριας, εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου 
«Εργασίες ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Τ.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡ¬ 
ΓΟΛΙΔΑΣ, Β' εξαμήνου 2006», δαπάνης κατά τη μελέτη 
60.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

Στο συμβατικό αντικείμενο έχει περιληφθεί και ποσό 
ίσο με το 15% της συμβατικής δαπάνης για απρόβλε¬ 
πτες εργασίες. 

Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από τις 
διατάξεις του Κανονισμού και ορίζονται στη διακήρυξη 
και λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου αυτού. 

Η αποδοχή ισχύος των παραπάνω διατάξεων, αποτελεί 
απαραίτητο όρο για το παραδεκτό της προσφοράς. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Τ.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19.6.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και από ώρα 12.00’ έως 12.30 π.μ. (ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών), στα γραφεία του ΟΤΕ: 

α. στην Πάτρα: Συγκ/μα Τεχν. Υποστ. και Υποδομών, 
οδός: Ακτή Δυμαίων 7, 3ος όροφος. 

β. στην Κόρινθο: Τηλεπ. Διαμ/μα Κορινθίας και Αργο¬ 
λίδας, οδός Κολοκοτρώνη 32, 2ος όροφος. 

γ. στο Άργος: Τεχνικό Τμήμα Αργολίδας, οδός: Νικη- 
ταρά 10,1ος όροφος. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., με πτυχία Α1, Α2,1ης 
τάξης, για έργα Οικοδομικά ή Υδραυλικά ή Οδοποιίας ή 
Ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ). 

Τα τεύχη και σχέδια της μελέτης, διανέμονται στα 
γραφεία του Ο.Τ.Ε.: 

α) στην Κόρινθο: οδός οδός Κολοκοτρώνη 32, 1ος 
όροφος γραφείο 8, 

β) στο Άργος: οδός Νικηταρά 10,1ος όροφος, τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες, στις ενδιαφερόμενες εργοληπτι- 
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κές επιχειρήσεις ή σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
των, μέχρι και την 16.6.2006, αφού καταβάλλουν το ποσό 
των 30,00 € + 19% Φ.Π.Α. υπέρ του Ο.Τ.Ε, στους λογαρι¬ 
ασμούς 75.11.00.0000 και 54.00.40.0018 αντίστοιχα, στα 
Ταμεία του Ο.Τ.Ε.: 

1. στην ΚΟΡΙΝΘΟ: οδός Κολοκοτρώνη 32, 2ος όροφος. 

2. στο ΑΡΓΟΣ: οδός Νικηταρά 10, ισόγειο. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% του Προϋπολογισμού Υπη¬ 
ρεσίας δηλ. 1.200,00 €. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Ο.Τ.Ε. 

Πάτρα, 1 Ιουνίου 2006 

Ο Προϊστάμενος 
I. ΚΟΖΙΩΡΗΣ 
-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 1805 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 1.1) Επίσημη επωνυμία: 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, Ταχυδρομική διεύθυνση: Δημαρχίας 
30, Πόλη: Νάουσα, Ταχ. κώδικας: 59 200, Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ, 
Σημείο(-α) επαφής: Υπόψη: Μ. Συλάκου - Γραφείο Προ¬ 
γραμματισμού / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τηλέφωνο: 
23320 - 53000, 53047, 53002, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
ίηίο@Π3ου533.9Γ. 5ίΐ3ΐ<ου@η3ουδ53.9Γ. Φαξ: 23320-24260, 
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου - Γ ενική διεύθυνση 
της αναθέτουσας αρχής (ΨΗΙ-): νννννν.ηβουεεα.θΐ'· Περαι¬ 
τέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το προανα- 
φερόμενο σημείο επαφής, Τεχνικές προδιαγραφές και 
συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέσιμες από: Το 
προαναφερόμενο σημείο επαφής, Προσφορές ή αιτήσεις 
συμμετοχής αποστέλλονταί: Στο προαναφερόμενο ση¬ 
μείο επαφής, 1.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Τοπική 
αρχή, Κύρια(-ες) δράστηριότητα(-ες): Υπηρεσίες Ο.Τ.Α. 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους 
άλλων αρχών ανάθεσης: Όχι 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11.1.1) Ονομα¬ 
σία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: 
«Αξιοποίηση-εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 
3-5 Πηγάδια και της Δημοτικής'Εκτασης (72.000 στρεμ¬ 
μάτων ιδιοκτησίας του Δήμου), του Δήμου Νάουσας, Ν. 
Ημαθίας», 11.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος παράδο¬ 
σης ή παροχής: Υπηρεσίες-Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 
11, Κυρίως τόπος παράδοσης ή παροχής: ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑ- 
ΘΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΑ, Κωδικός ΝΙΙΤ3: ΘΒ121,11.1.3) Η προκήρυξη 
αφορά: Δημόσια Σύμβαση, 11.1.4) Σύντομη περιγραφή της 
σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): (1) Προετοιμασία 
ΜαείθΓ ΡΙαη και σεναρίων βιωσιμότητας-Προετοιμασία 
των διαδικασιών εγκρίσεων και της επιτυχούς προσέλ¬ 
κυσης επενδυτών, (2) Υλοποίηση των σταδίων Σύντα¬ 
ξης των Τευχών Δημοπράτησης-Υποστήριξη του Δήμου 
στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και στη διαδικασία 
αξιολογήσεων-Υποστήριξη του Δήμου στη φάση των 
διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους αγοραστές- 
Υποστήριξη του Δήμου στην υπογραφή της Σύμβασης, 
11.1.5) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΘΡν): 
Κύριο αντικείμενο- Κύριο λεξιλόγιο: 85.31.23.00-2, 11.1.6) 
Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημό¬ 
σιες συμβάσεις (ΘονθπιπίθηΙ ΡΐΌουΓβπίθηΙ ΑρΓθθπιβηί): 
Ναι, 11.1.7) Κατανομή σε τμήματα: Ναι, 11.1.8) Θα ληφθούν 
υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Ναι, 11.2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 


Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- 11.2.1) Συνολική ποσότητα 
ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων 
και των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρχουν: 
Η υλοποίηση του έργου υποδιαιρείται σε δύο φάσεις 
(Α’ και Β’ Φάση υλοποίησης). Μετά τη ολοκλήρωση της 
Α’ Φάσης και για την έναρξη της Β’ Φάσης, προβλέπε- 
ται αξιολόγηση τόσο της δυνατότητας συνέχισης του 
έργου όσο και της υλοποίησης του, από τον Ανάδοχο, 
θα συναφθεί κατά το μέγιστο: μία (1) σύμβαση με τον 
επιλεγέντα ανάδοχο. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 
218.487,39 - Νόμισμα: ΕΥΡΩ, 11.2.2) Διάρκεια της σύμβα¬ 
σης ή προθεσμία εκτέλεσης: Διάρκεια σε μήνες: 7 μήνες 
(από την ανάθεση της σύμβασης). 

ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ¬ 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 111.1) Οροι που 
αφορούν τη σύμβαση-ΙΙΙ.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγ¬ 
γυήσεις που απαιτούνται: Εγγύηση Συμμετοχής ύψους 
5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης θα απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 
10% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 111.1.2) Κύριοι όροι χρη¬ 
ματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρ¬ 
μοζόμενες συναφείς διατάξεις: Η χρηματοδότηση του 
έργου (έργο 100% χρηματοδοτούμενο από το Νέο Ανα¬ 
πτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», 
Υποπρόγραμμα 3, Μέτρο 3.1.β.) εμπίπτει στο Αρθρο 10 
(παρ. 2.3) του ν. 3274/2004. Η πληρωμή θα καταβληθεί 
σε δύο φάσεις, 111.1.3) ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΧΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ: (Α) Η Ένωση/ Κοινοπραξία 
δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, να πε- 
ριβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υπο¬ 
βάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της 
ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από 
την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, να περιβληθεί ορισμένη νομι¬ 
κή μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, (Β) Με την υπο¬ 
βολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινο¬ 
πραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης του «Εργου» στηνΈνωση/ Κοι¬ 
νοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της Σύμβασης, (Γ) Σε περίπτωση που εξαιτί- 
ας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξί¬ 
ας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν 
οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα 
εναπομείναντα Μέλη τηςΈνωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμ¬ 
βαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει 
όλα τα έννομα αποτελέσματα της με την ίδια τιμή και 
όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών 
όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από 
την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, η οποία και θα αποφασίσει 
σχετικά. Εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, αποφασίσει ότι τα 
εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν 
τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορί¬ 
σουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του 
Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Δια¬ 
γωνισμού. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να 
εγκριθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, 111.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜ¬ 
ΜΕΤΟΧΗΣ- 111.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομι¬ 
κών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχε- 
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τικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα: Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμ- 
μετάσχουν, Φυσικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών εγκα¬ 
τεστημένοι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οι¬ 
κονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει 
την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκό¬ 
σμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από 
την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 139) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την Ε.Ε. και τα οποία ασχολούνται με την παροχή σχε¬ 
τικών υπηρεσιών. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης, 
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία 
κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους-μέλους 
που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. ή τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών και τα οποία ασχολούνται με την παροχή σχε¬ 
τικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι, όλα τα δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής επιτρέπεται να προέρχονται από 
τις χώρες αυτές. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε 
γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελ¬ 
ληνική γλώσσα. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος που μετέχει 
στο διαγωνισμό, οφείλει να υποβάλλει μαζί με την προ¬ 
σφορά του, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαι- 
ολογητικά: (1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ύψους 
13.000 Ευρώ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα¬ 
φο III. 1.1 της παρούσας προκήρυξης), (2) Πιστοποιητικό 
ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας του υπο¬ 
ψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό 
ή εμπορικό μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται το 
ειδικό επάγγελμα του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση 
αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, (3) 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύ¬ 
πτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος ή στην περίπτωση νο¬ 
μικού προσώπου, οι: α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχει¬ 
ριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
κάθε άλλου νομικού προσώπου, δεν έχει (-ουν) καταδι¬ 
καστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγ¬ 
γελματικής του (-ς) δραστηριότητας και για τα αδική¬ 
ματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της 
οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδο¬ 
θεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. Τέλος, στην περίπτωση 
αλλοδαπών προσώπων, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγ¬ 
γράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης 
του προσώπου αυτού, (3) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος ή στην 
περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του, θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σο¬ 
βαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλει¬ 
σμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα, (4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικα¬ 
στικής ή διοικητικής Αρχής, ή στην περίπτωση αλλοδα¬ 


πών προσώπων, ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού, (5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, ή στην περίπτωση αλλοδαπών προ¬ 
σώπων, ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δί¬ 
καιο της χώρας του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού, (6) Πιστοποιητικό αρμό¬ 
διας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή στην περίπτωση αλλοδαπών 
προσώπων, ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, (7) Πιστοποι¬ 
ητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, 
ή στην περίπτωση αλλοδαπών προσώπων, ανάλογη κα¬ 
τάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού, (8) Για τα νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,, ή στην περί¬ 
πτωση αλλοδαπών προσώπων, ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται 
σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού, (9) Υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του, θα δηλώνει όλους τους ορ¬ 
γανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφεί¬ 
λει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από 
αυτόν προσωπικό. Στην περίπτωση αλλοδαπών προσώ¬ 
πων, Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δή¬ 
λωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, 
αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπε- 
ται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστι¬ 
κής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, (10) Πιστοποιητικά όλων 
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψή¬ 
φιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού, (11) Πιστοποιητικό αρμό¬ 
διας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφι¬ 
ος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. Προκειμένου περί συνεταιρισμών ισχύουν 
τα παραπάνω αναγραφόμενα στις παραγράφους: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 και επιπλέον αυτών απαιτούνται 
τα εξής: (1) Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει 
η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδό¬ 
χου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο δια¬ 
τυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψή¬ 
φιου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού 
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του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγρα¬ 
φα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα, (2) 
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. Προκειμένου περί ενώσε¬ 
ων / κοινοπραξιών: (1) Για κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολο- 
γητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδα¬ 
πό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρό¬ 
σωπο, συνεταιρισμός), (2) Συμφωνητικό μεταξύ των 
μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: (Α) να συστή- 
νεται η Ένωση / Κοινοπραξία, (Β) να αναγράφεται και 
να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του «Εργου» που 
αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
στο σύνολο της Προσφοράς, (Γ) να δηλώνεται ένα Μέ¬ 
λος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 
όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (ΙοαάθΓ), 
(Δ) να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοι¬ 
νοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο 
Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση τηςΈνωσης / Κοινο¬ 
πραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής, (3) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους 
τηςΈνωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει 
η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στηνΈνω- 
ση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό.ΙΙΙ.2.2) Οικονομική 
και χρηματοοικονομική ικανότητα: Απαιτούμενες πλη¬ 
ροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά 
πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας παρα¬ 
γράφου και ελάχιστο (-α) επίπεδο (-α) ενδεχομένως 
απαιτουμένων προσόντων (κατά περίπτωση): Ο υποψή¬ 
φιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, τις παρακάτω 
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 
Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευ¬ 
ταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 250% 
του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση «Εργου». Σε πε¬ 
ρίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται 
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστι¬ 
κών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για 
όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 250% του προϋ¬ 
πολογισμού του «Εργου». Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφεί¬ 
λει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός 
του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης: Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών 
των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε 
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών 
ή όσων διαχειριστικών χρήσεων έχουν κλείσει στην πε¬ 
ρίπτωση λειτουργίας μικρότερης της τριετίας, ή, Δή¬ 
λωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργα¬ 
σιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισμών, ή, Δήλωση του συνολικού ύψους του ετή¬ 
σιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση λειτουργίας μι¬ 
κρότερης του έτους. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δρα¬ 
στηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 
διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμη¬ 
ρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το 
χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 111.2.3) Τεχνική 
ικανότητα- Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις 
νια να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις 
της παρούσας παραγράφου και ελάχιστο (-α) επίπεδο 
(-α) ενδεχομένως απαιτουμένων προσόντων (κατά πε¬ 
ρίπτωση): Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέ¬ 
τει, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 


στο Διαγωνισμό: (1) Να διαθέτει την κατάλληλη οργά¬ 
νωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς 
στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση «Έργου». Ο υποψήφι¬ 
ος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελά¬ 
χιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 
προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) 
τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: (Α) Δήλωση με 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με: επιχειρηματική 
δομή, τομείς δραστηριότητας, προϊόντα και υπηρεσίες. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει 
υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του 
υπό ανάθεση «Έργου» τότε θα πρέπει να καταθέσει 
συμπληρωμένο πίνακα με τα εξής στοιχεία-στήλες: Α/Α- 
Επωνυμία Εταιρείας Υπεργολάβου - Ονοματεπώνυμο 
Στελέχους Υπεργολάβου - Θέση στην Ομάδα «Έργου» 
- Ανθρωπομήνες / Μερικό Σύνολο- Ποσοστό συμμετοχής 
(%) / Μερικό Σύνολο καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας και δήλωση όπου περιγράφει το τμήμα 
του «Έργου» που αναθέτει σε υπεργολάβο, (2) Να έχει 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συναφών -με το 
ανατιθέμενο «Έργο»- υπηρεσιών. Στην συγκεκριμένη 
περίπτωση των ΣΔΙΤ μπορεί να αντικατασταθεί από την 
παροχή συναφών -με το ανατιθέμενο «Έργο»- υπηρεσι¬ 
ών π.χ. του ΚΠΣ ή Ιδιωτικών Επενδύσεων. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προ¬ 
σφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: -Κατάλογο όπου πε- 
ριγράφεται η παροχή των κυριότερων συναφών -με το 
ανατιθέμενο «Έργο»- υπηρεσιών που εκτέλεσε κατά τα 
τρία (3) τελευταία έτη, επισημαίνοντας εκείνες που κα¬ 
λύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση. Εάν ο Πε¬ 
λάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής, 
που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν 
ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υπο¬ 
βάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου 
Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Παροχής συναφών 
-με το ανατιθέμενο «Έργο»- Υπηρεσιών. Ο «Κατάλογος 
Παροχής Συναφών Υπηρεσιών» πρέπει να έχει την εξής 
μορφή: Α/Α- ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑ- 
ΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΑ¬ 
ΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕ¬ 
ΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (προϋπολογι¬ 
σμός)- ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τόπος και ημ/νία). Από 
τις παραπάνω Υπηρεσίες, μία (1) τουλάχιστον παρόμοια 
με το αντικείμενο του υπό ανάθεση «Έργου», το οποίο 
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδο- 
χο, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά, (3) Να δια¬ 
θέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για 
την ανάληψη του «Έργου». Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφεί¬ 
λει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός 
του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης: (Α) Πίνακας των υπαλλήλων του υποψή¬ 
φιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα «Έργου», 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α- Εταιρεία (σε 
περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας)- Ονοματεπώνυμο 
Υπαλλήλου υποψηφίου Αναδόχου- Θέση στην Ομάδα 
«Έργου»- Ανθρωπομήνες / ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ- Ποσοστό 
συμμετοχής (%) / ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, (Β) Πίνακας των 
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μόνιμων συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα «Εργου», σύμφωνα με το ακό¬ 
λουθο υπόδειγμα: Α/Α- Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης 
/ Κοινοπραξίας)- Ονοματεπώνυμο Μόνιμου Συνεργάτη- 
Θέση στην Ομάδα «Εργου»- Ανθρωπομήνες / ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ- Ποσοστό συμμετοχής (%) /ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, 
(Γ) Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφι¬ 
ου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα «Εργου», 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α-Ονοματεπώ- 
νυμο Εξωτερικού Συνεργάτη- θέση στην Ομάδα «Ερ¬ 
γου»- Ανθρωπομήνες /ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ- Ποσοστό συμ¬ 
μετοχής (%)/ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, 
συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να 
καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συ¬ 
νεργατών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: (Α) τα απαιτούμενα - 
στην παρούσα παράγραφο- στοιχεία τεκμηρίωσης πρέ¬ 
πει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά 
για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκε¬ 
ντρωτικά για τηνΈνωση / Κοινοπραξία, (Β) επιτρέπεται 
η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, 
αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΙΙΙ.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- 111.3.1) Η παροχή 
υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελ¬ 
ματική τάξη; Όχι: Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά 
την παρούσα, δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κα¬ 
νονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε μία συγκεκριμένη 
επαγγελματική τάξη, 111.3.2 Τα νομικά πρόσωπα πρέπει 
να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσό¬ 
ντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την 
εκτέλεση της σύμβασης; Ναι, ΐν.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Ανοικτή- ΐν.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον οικονομι¬ 
κά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην 
πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης 
ή στο περιγραφικό έγγραφο- ΐν.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗ- 
ΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποι¬ 
εί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 1805/31.5.2006, 
ΐν.3.3) Οροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και 
συμπληρωματικών εγγράφων: Προθεσμία για την πα¬ 
ραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε 
έγγραφα: Ημερομηνία: 17.7.2006 (ηη/μμ/εεεε), Ώρα: 13:00, 
Έγγραφα με πληρωμή; Ναι, Τιμή (σε αριθμούς): 100 Νό¬ 
μισμα: ΕΥΡΩ- Όροι και μέθοδος πληρωμής: Α) Κατά την 
παραλαβή των εγγράφων από το Δήμο Νάουσας, Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών / Γραφείο Προγραμματισμού και 
με αντικαταβολή του ακριβούς ποσού, μετρητοίς, Β) Με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε και ταχυδρομικώς αφού 
προηγηθεί η καταβολή του τιμήματος των εγγράφων, 
στον ακόλουθο Τραπεζικό Λογ/σμό που τηρείται για 
λογαριασμό του Δήμου Νάουσας στην Εθνική Τράπε¬ 
ζα / Υποκατάστημα Νάουσας: 425/54017717 (ΙΒΑΝ 03 
0501104250000042554017717), ΐν.3.4 ) Προθεσμία για την 
παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετο¬ 
χής: Ημερομηνία: 24.7.2006, Ώρα: 11:30, ΙΝ/.3.5) Γλώσσα(- 
ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά 
ή στην αίτηση συμμετοχής: ΕΕ-Στοιχεία τεκμηρίωσης 
που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνι¬ 
κής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη με¬ 
τάφραση τους στην ελληνική γλώσσα- ΐν.3.6) Ελάχιστη 
απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
(ανοιχτή διαδικασία): Μήνες: 03 (από την επομένη ημέ¬ 


ρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προ¬ 
σφορών)- ΐν.3.6) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 
Ημερομηνία: 24.7.2006, Ώρα: 12:00 Τόπος: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Ατομα 
που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα 
των προσφορών: Ναι - ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΤΜΗΜΑ 
VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΛ/1.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ; Ναι, 
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ; Οχι, νΐ.3) Πρόσθετες πληροφορίες: Α) Το έργο 
είναι 100% χρηματοδοτούμενο από το Νέο Αναπτυ¬ 
ξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», 
(Υποπρόγραμμα 3: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υπο¬ 
δομές και Δραστηριότητες», Μέτρο 3.1.β.: «Υποστήριξη 
της προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων Ο.Τ.Α. 
με ιδιώτες»), Β) Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότη¬ 
τα να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετι¬ 
κά με τα τεύχη δημοπράτησης ή το αντικείμενο των 
υπηρεσιών. Τυχόν ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς 
μέχρι τις 17.7.2006 και ώρα 13:00. Γραπτές απαντήσεις 
θα κοινοποιηθούν μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών (δηλαδή μέχρι και 
την 17.7.2006)- νΐ.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ- VI.4.1) 
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επί¬ 
σημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟΥ, Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, Πόλη: 
ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Ταχ. κώδικας: 59 200, Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: 23320 - 53000, 53047, 53002, Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: ίηίο@η3ου553.9η 5ίΐ3ΐ<ου@η3ου553.9Γ Φάξ: 
23320-24260, Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρ¬ 
χής (υΡΕ): \Λ/νννν.η30ϋ333.9Γ·. νΐ.4.2) Υποβολή προσφυγών: 
Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ημερομηνία (-ες) 
υποβολής προσφυγών: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά 
την κοινοποίηση του Πρακτικού Αξιολόγησης Διαγωνι¬ 
σμού κατά του ανωτέρω πρακτικού, νΐ.4.3) Υπηρεσία από 
την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά 
με την υποβολή προσφυγών: Επίσημη επωνυμία: ΔΗ¬ 
ΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- Ταχυδρομική 
διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30- Πόλη: ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ- 
Ταχ. κώδικας:59 200- Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ- Τηλέφωνο: 23320 
- 53000, 53047, 53002, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ίπΐο@ 
η3ου333·9Γ, 3ίΙεΙ<ου@η3ου33ε.9Γ, Φάξ: 23320-24260, Διεύ¬ 
θυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου-Γενική διεύθυνση της 
αναθέτουσας αρχής (ΙΙΒΙ): νννννν.πεουδδβ.ρη νΐ.5) ΗΜΕ¬ 
ΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 
31.5.2006 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ 
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ- Τμήμα αριθ.: 001- Τίτλος: «Προετοιμα¬ 
σία ΜεδΙθΓ ΡΙ3Π και σεναρίων βιωσιμότητας-Προετοι- 
μασία των διαδικασιών εγκρίσεων και της επιτυχούς 
προσέλκυσης επενδυτών», 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1.1 
Προετοιμασία ΜεεΙθΓ ΡΙεη και Σεναρίων Βιωσιμότητας, 
1.2 Προετοιμασία των Διαδικασιών Εγκρίσεων αλλά και 
της επιτυχούς προσέλκυσης επενδυτών, 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕ¬ 
ΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΘΡν)- Κύριο 
αντικείμενο- Κύριο λεξιλόγιο: 85.31.23.00-2, 3) ΠΟΣΟΤΗ¬ 
ΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: Ο Προϋπολογισμός του αναφερόμενου 
στην παρούσα διακήρυξη έργου καλύπτει ολόκληρο το 
κόστος της Α’ Φάσης-εκτιμώμενο κόστος του έργου 
εκτός Φ.Π.Α. (ποσά): 105.042,01-Νόμισμα: ΕΥΡΩ, 4) ΕΝ¬ 
ΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ / ΠΕΡΑΤΩΣΗ: Διάρκεια 
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σε μήνες: 03 μήνες (από την ανάθεση της σύμβασης), 5) 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΤΜΗΜΑΤΑ- 
Μετά την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης του έργου (Τμήμα- 
001 στο παρόν Παράρτημα) και για τον προβλεπόμενο 
προϋπολογισμό της φάσης αυτ'ς: προβλέπεται οριστική 
παραλαβή και εξόφληση του αναδόχου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β -Τμήμα αριθ.: 002- Τίτλος: «Υλοποίηση των σταδίων 
Σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης-Υποστήριξη του 
Δήμου στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και στη διαδικα¬ 
σία αξιολογήσεων-Υποστήριξη του Δήμου στη φάση των 
διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους αγοραστές- 
Υποστήριξη του Δήμου στην υπογραφή της Σύμβασης», 
1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 1.1 Υλοποίηση των σταδίων 
της Σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης. Υποστήριξη 
του ΟΤΑ στην Διεξαγωγή του Διαγωνισμού και στην 
Διαδικασία Αξιολογήσεων, 1.2 Υποστήριξη του Δήμου 
στην φάση των διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους 
αναδόχους, 1.3 Υποστήριξη του Δήμου στην υπογραφή 
της σύμβασης, 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΟΡν)-Κύριο αντικείμενο- Κύριο λεξιλόγιο: 
85.31.23.00-2, 3) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ: Ο Προϋπολογι¬ 
σμός του αναφερόμενου στην παρούσα διακήρυξη έργου 
καλύπτει ολόκληρο το κόστος της Β’ Φάσης-Εκτιμώμενο 
κόστος του έργου εκτός Φ.Π.Α. (ποσά): 113.445,37 , Νόμι¬ 
σμα: ΕΥΡΩ, 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ / ΠΕ- 
ΡΑΤΩΣΗ: Διάρκεια σε μήνες: 04 μήνες (από την ανάθεση 
της σύμβασης), 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης 
του έργου (Τμήμα 001 του παρόντος Παραρτήματος Β) 
και για τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό της φάσης 
αυτής, προβλέπεται οριστική παραλαβή και εξόφληση 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στη συνέχεια αξιολογείται με ευθύνη 
της ΑΝΑΟΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ η αντικειμενική δυνατότητα 
συνέχισης του έργου και σε περίπτωση θετικής από¬ 
φασης ανακοινώνεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ η συνέχιση της 
συνεργασίας με την προϋπόθεση ότι έχει αξιολογηθεί 
θετικά το έργο του. Τυχόν διακοπή της σύμβασης μετά 
την ολοκλήρωση της Α’ φάσης δεν δημιουργεί καμία 
επιπλέον υποχρέωση του Δήμου Νάουσας προς τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ, πλην της αποπληρωμής του συμφωνηθέντος 
τιμήματος για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται 
για την φάση αυτή. 

Νάουσα, 31 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 

Αριθμ. 3434 

Ο Δήμαρχος Φερών, διακηρύσσει, την διενέργεια ανοι¬ 
κτής μειοδοτικής δημοπρασίας με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 7 π.δ. 
609/1985), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
των εκτελεστικών διαταγμάτων του π.δ. 472/1985, π.δ. 
609/1985, και του ν. 3263/2004 για την ανάδειξη ανα¬ 
δόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ 
ΑΛΣΟΥΣ» συνολικής προβλεπομένης δαπάνης, σύμφωνα 
με τον προϋπολογισμό της μελέτης 365.000,00 € με το 
Φ.Π.Α. 19% αρμοδιότητας Τ.Υ.Δ.Κ. 


Η δημοπρασία θα γίνει την 26η του μηνάς Ιουνίου του 
έτους 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Φερών 
έδρα Βελεστίνο από αρμόδια Επιτροπή. Αν για οποιοδή- 
ποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την 26η Ιουνίου 
2006 τότε θα διενεργηθεί την 29η Ιουνίου 2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων γραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξης και άνω για έργα Οικοδομικών, καθώς 
και Α1 τάξης και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικών, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2940/2001, όπως και 
κάτοχοι ’παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κα¬ 
τατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες 
και τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. με την παρ. 9 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δύο τοις εκατό 
(2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, δηλαδή 
297.350,52χ2%=5:.947,01 € που θα παρέχεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του άρθρου 27 του π.δ. 609/1975, 
και θα απευθύνεται στον Δήμο Φερών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της 
δημοπρασίας κ.λπ. Για σύνταξη και υποβολή της προ¬ 
σφοράς τους, στον Δήμο Φερών (υπόψιν Λ. Λάβδα). 
Βελεστίνο, 1 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡ. ΚΑΝΑΡΗΣ 
-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
Αριθμ. 2619 

Ο Δήμαρχος Κάστρου - Κυλλήνης προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΩΣΑ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 
με Φ.Π.Α. 70.000,00 € από πιστώσεις Γ' Κ.Π.Σ. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 3.7.2006,ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην 
έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν 
για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία, τότε θα διενεργηθεί την 6.7.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις-κοινοπρα- 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε. Α1 τάξης και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξης και άνω για έργα 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, καθώς και κοινοπραξίες εμπειροτεχνών που 
είναι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Γ ια τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν.3263/2004, π.δ. 
609/1985, π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθη¬ 
καν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1,175,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
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υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου Τέσσερις 
(4) μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς 
να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορη¬ 


γούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 
2623093911,92661,2 αρμόδιος Καλάκου Στ -Μπουτόπου- 
λος Στ) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας: εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Κυλλήνη 2 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 
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